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ne .土木 建筑 工程 信息 技术 二 
BIM 之 博鳌 机 场 :新 活力 与 新 愿景 
2016 年 3 月 17 日 12 时 20 分 ,由 北京 飞 往 博 歼 的 海南 航空 表 1 博鳌 机 场 项 目 概况 
HU7777 航班 平稳 降落 博鳌 机 场 ,该 航班 是 机 场 试 运行 阶段 执 飞 的 首 建筑 名 称 面积 (m:) 。 层 数 备注 
条 航线 。 此 后 10 天 ,海南 航空 .天津 航空 .首都 航空 . 祥 鹏 航空 ,西部 航 站 楼 9945 两 层 设 两 个 亡 桥 
航空 5 家 航空 公司 ,将 直 飞 博 丈 至 北京 广州 深圳、 珠海 .昆明 、 重 综合 业务 咱 房 ” 1029.87 一 层 
庆 .贵阳 7 个 城市 的 航班 ,磨合 并 检验 机 场 的 航班 保障 能 力 ,满足 "一 地 中 心 变电站 A _ 层 
办 会 "的 需求 ,保证 了 2016 年 3 月 22 -25 日 在 海南 博鳌 亚洲 论坛 的 顺 航 管 楼 两 层 
利 召开 。2016 博 歼 亚洲 论坛 确定 主题 为 亚洲 新 未 来 :新 活力 与 新 愿 航 管 楼 及 塔台 。 1260. 32 塔台 六 层 会 增 台 面积 413,36m" 
景 " ,同样 ,BIM 技术 为 博 歼 机场 建 设 应 用 带 来 了 “新 活力 与 新 愿景 ”。 一 层 (全 
供水 站 246.2 地 下 一 层 ) 其 中 地 下 165. 2m7 
污水 站 配 电 间 30 一 层 
空 侧 垃圾 收集 间 20 一 层 
垃圾 堆放 间 50 一 层 
综合 办 公 宿舍 生活 楼 。 3957 四 层 
道口 78 -地 另外 雨 棚 181. 4m? 
油 机 房 108.9 一 层 
消防 救援 站 868 一 层 
货运 库 443.5 < 层 
北 灯光 站 420.8 一 层 
其 中 机 房 和 4.8m?, 变 电站 107. 6m?。 
DVOR 152.4 一 层 另外 反射 网 353.4m* (属于 构筑 
物 ) 
Ns 惫 ,包括 128 的 设 和 机房. 控 负 
间 等 
图 1 博鳌 机 场 航 站 楼 仪表 着 陆 工 程 126.8 一 层 共计 4 个 ,每 个 单 体 为 31. 7m” 


作为 2016 年 博 整 亚洲 论坛 年 会 的 重点 配套 项 目 , 博 敖 机 场 由 国 
家 发 改 委 批准 立项 建设 ,项 目 选 址 于 琼 海 市 中 原 镇 ,距离 琼 海 市 区 12 


公里 ,与 博鳌 亚洲 论坛 永久 会 址 一 一 博鳌 国际 会 议 中 心 相 距 15 公 
里 。 项 目 占 地 2 732 亩 ,包含 2 600m x45m 的 新 建 跑道 1 条 ,垂直 联 
络 道 2 条 .9 000m2 航 站 楼 1 栋 . 近 机 位 廊 桥 2 座 、 跑 道 双向 设置 1 类 
仪表 着 陆 系统 及 900m 的 1 类 精密 进 近 灯光 系统 、 站 坪 机 位 26 个 
(4C22B) ,配套 建设 通信 .导航 .气象 .供电 、 供 水 , 供 油 .消防 救援 等 畏 
助 生产 设施 ,可 停靠 波音 737 . 空 客 A320 等 大 中 型 飞机 。 主 体 工 程 投 
资 11.27 亿 元 ,包含 配套 工程 及 征地 拆迁 安置 费用 总 投资 19. 1 亿 元 。 

博鳌 机 场 自 2015 年 3 月 19 日 开工 至 建造 完成 ,全 建设 期 仅 历时 
10 个 月 ,创造 了 世界 民航 建设 史上 的 奇迹 ,也 为 全 程 的 质量 把 控 提 出 
超 高 要 求 。 为 有 效 确保 工程 进度 及 品质 ,中 国 建筑 科学 研究 院 BIM 
与 信息 化 研究 中 心 为 机 场 建设 提供 全 程 BIM 技术 支持 。 由 初期 的 方 
案 比 选 到 施工 阶段 的 设计 深化 .工序 模拟 .质量 及 成 本 管控 , 青 到 浚 
工 阶段 的 模型 信息 维护 与 传递 ,凝聚 了 中 国 建筑 科学 研究 院 BIM 工 
作者 的 辛勤 付出 。 这 是 一 场 名 副 其 实 的 时 间 争 夺 战 ,在 远 低 于 同类 
工程 BIM 工期 的 前 提 下 ,BIM 工作 既 需 数 倍 提速 ,又 需 细部 精准 。 施 
工 模型 .场地 模型 .室内 精装 模型 均 需 在 充分 优化 设计 方案 的 前 提 
下 ,融入 对 施工 需求 的 考量 ,做 到 一 步 到 位 . 严 控 二 次 返工 。 每 一 次 
现场 精装 效果 .人 行路 线 方案 的 临时 更 改 , 均 第 一 时 间 反 馈 于 主体 模 
型 ,确保 数据 与 现场 的 高 度 统一 。 同 时 对 论坛 期 间 和 非 论坛 期 间 旅 
客 ,贵宾 ,政要 进出 港 线路 进行 模拟 演示 ,确保 论坛 会 议 期 间 进出 港 
顺利 。 虚 拟 建 造 与 现场 施工 的 同步 推进 ,为 博鳌 机 场 的 顺利 交接 提 
供 了 有 力 保障 。 


万 方 数据 


供 油 工程 一 项 


图 3 敖 机 场 航 管 楼 
工期 短 要求 高 ,任务 重要 是 博 歼 机 场 的 BIM 咨询 服务 工作 的 特 
点 。 通 过 该 项 目的 实施 ,中 国 建筑 科学 研究 院 BIM 与 信息 化 研究 中 
心 的 BIM 水 平 在 精准 设计 ,专业 把 控 ,协同 下 作 .进度 控制 等 方面 又 
上 了 一 个 新 高 度 。 
(中 国 建筑 科学 研究 院 BIM 与 信息 化 研究 中 心 供稿 ) 


